महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ 
अंतर्गत मुंबई पशुवैद्यक महाविद्यालय, मुंबई 
च्या गोरेगांव उपपरिसरातील महाविद्यालय 
इमारतीच्या बांधकामाच्या प्राथमिक 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मपवि २०२२/प्र.क्र.३७/पदुम २ (माफसू) 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जून, २०२२. 


वाचा :- १) पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र. १७७/तां.क.१, 

दिनांक १० जानेवारी, २०१४ 

२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. बीडीजी २०१७ /प्र.क्र.६०/ इमा-२, 
दिनांक ७ जुले, २०१७ 

३) सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे क्र. संकीर्ण 
२०१९/ प्र.क्र. ८७/ इमारती-२, दिनांक १३ जानेवारी, २०२० रोजीचे पत्र 

४) कुलसचिव, महाराष्ट्र WI व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचे जा.क्र.मपमविवि 
/ बांधकाम/८९८/२०२१, दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीचे पत्र 

५) कुलसचिव, महाराष्ट्र पश्नु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचे जा.क्र.मपमविवि/ 
बांधकाम/१२४५/२०२२, दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीचे पत्र 

६) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २८/०३/२०२२ रोजी झालेल्या सचिव 
समितीच्या बैठकीचे इतीवृत्त 


प्रस्तावना - 

महाराष्ट्र Vl व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर अंतर्गत मुंबई पद्नुवैद्यक महाविद्यालय, मुंबई च्या 
गोरेगांव उपपरिसरातील महाविद्यालय इमारतीची जीर्ण अवस्था तसेच दुरुस्तीची व्याप्ती लक्षात घेता, 
सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी सदर्भाधीन क्र. ३ येथील दिनांक १३ जानेवारी, 
२०२० रोजीच्या पत्रान्वये सदर इमारती ३५ वर्ष जुन्या असल्याने व सद्यस्थितीत जीर्ण झाल्या असल्याने 
या इमारती दुरुस्त करण्याऐवजी नविन इमार बांधणे संयुक्तीक ठरेल, असे कळविले होते. त्यानुसार 
सदर महाविद्यालयाच्या गोरेगांव उपपरिसरात नविन महाविद्यालय इमारतीचे बांधकाम करण्याची 
आवश्यकता होती. तद्नुषंगाने कुलसचिव, महाराष्ट्र Wa व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाने संदर्भाधीन दि. १६ 
नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये मुंबई valde महाविद्यालय, मुंबई च्या गोरेगांव उपपरिसरातील 
महाविद्यालयाच्या इमारतीचे प्राथमिक अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदर बांधकामांचे अंदाजपत्रक 
रु.१५.०० कोटी पेक्षा अधिक असल्याने प्रस्तावाची छाननी सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करुन, 
त्यास मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक होते. सदर 
समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार उक्त महाविद्यालयाच्या इमारतीच्या बांधकाम खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि २०२२/प्र.क्र.३७/पदुम २ (माफसू) 


शासन निर्णय - 


महाराष्ट्र WY व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर अंतर्गत मुंबई wader महाविद्यालय, मुंबई च्या 


गोरेगांव उपपरिसरातील महाविद्यालयाच्या इमारत बांधकामाच्या प्राथमिक अंदाजपत्रकाची सार्वजनिक 


बांधकाम विभागाने केलेल्या छाननीच्या अनुषंगाने मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सचिव 
समितीच्या दिनांक २८/०३/२०२२ रोजीच्या बैठकीत रु. ६८.७१ कोटी (रुपये sagas कोटी एक्काहत्तर 
लक्ष फक्त) च्या प्राथमिक अंदाजपत्रकास मान्यता दिली आहे. तदनुसार उक्त महाविद्यालयाच्या इमारत 


बांधकामासाठी रु ६८.७१ कोटी इतक्या प्राथमिक अंदाजपत्रकास खालील अटी/ शार्तीच्या अधीन राहून 


मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. बांधकामाचा तपशील परिशिष्ट “अ” येथे जोडल्या प्रमाणे राहील. 


9) 


सदर प्रस्ताव महाराष्ट्र WI व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अंतर्गत मुंबई vada महाविद्यालय, मुंबई 
च्या गोरेगांव उपपरिसरातील नवीन महाविद्यालय इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. 
प्रस्तावित इमारत ७ -- ३ असून, त्यांचे एकूण क्षेत्रफळ १५८०६.२१ चौ.मी. असून बांधकामाचा दर 
रु.२६०००/- प्रति चौ.मी. आहे. 

सदर कामाचे नकाशे खाजगी AIRGAS PSA करण्यात आलेले आहे. 

सदर प्रस्ताव सन २०२१-२२ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. 

प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ कर्मचारीवर्ग यांच्या अनुज्ञेय मानकाप्रामणे 
असल्याची खातरजमाकरण्याच्या तसेच, कुलसचिव, महाराष्ट्र Wa व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ यांना 
Sloping Roof मधून भविष्यात गळती होणार नाही याची योग्य ती खातरजमा करण्याच्या अटीस 
अधीन राहून, अंदाजित रु. ६८.७१ कोटी (अक्षरी रुपये अडूसष्ट कोटी एकात्तर लक्ष मात्र) इतक्या 
किमतीस मान्यता राहील. 

काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास वास्तुविशारदांकडून 
मंजूरी घेवूनच सुरु करावे. 

ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 


प्रत्यक्ष काम करतेवळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र. १७७/तां.क.१, 
दिनांक Io जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च कृषि व पदूम विभागाने त्यांच्या उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात यावा. 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. बीडीजी २०१७ /प्र.क्र.६० /इमा-२, दि. ७ जुले, 
२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि २०२२/प्र.क्र.३७/पदुम 2 (ATHY) 


qo) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर कामाच्या 
निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

२. या बाबीकरिता येणारा खर्च महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाला “मागणी क्रमांक डी -४, 
२४०३ पशुसंवर्धन, १०९ विस्तार व प्रशिक्षण, (००) (१९) महाराष्ट्र Val व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाची 
स्थापना, (२४०३ २०९२) कार्यक्रमांतर्गत, ३१-सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर)” या ळेखाशीर्षाखाळी 
अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
३. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४६/२०२२/इमारत-२, 
दि. २४/०३/२०२२, नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौ. स.१९४/१४३१, दिनांक ०४/०५/२०२२ 
आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौसं- २९३/२०२२/ व्यय -२, दिनांक ०७/०६/२०२२ व 
मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सचिव समितीच्या दि. २८/०३/२०२२ रोजी पार पडलेल्या 
बैठकीत प्रदान केलेल्या मान्यतेनुसार तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- पहिला, 
उपविभाग- पाच अन्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदाखालील प्रदान 
करण्यात आलेले वित्तीय अधिकारातील अ.क्र. १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील 
परिच्छेद क्र. १३४ समोरील तरतूदीन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर कामाची सुरुवात सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून होत आहे. 


५. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/॥//.॥॥8॥४/०५॥॥.9०५.॥॥ या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२०६२४१५३६५१९४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


CHANDRAKALA: 

DEVRAM GAVIT ites 
(चंद्रकला गावित) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. प्रधान सचिव (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास), कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. आयुक्त, BRAM, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३. कुलगुरु, महाराष्ट्र पश्ु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 
४. कुलसचिव/नियंत्रक (वित्त व लेख), महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 
५. महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि २०२२/प्र.क्र.३७/पदुम 2 (माफसू) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

कार्यासन (१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई - ४०००३२ 

कार्यासन (व्यय २), वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई - ४०००३२ 

कार्यासन (इमारती-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय मुंबई - ४०००३२ 
qo. निवड नस्ती/ पदुम -२ (ATHY). 


one G&G & 
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शासन निर्णय क्रमांकः मपवि २०२२/प्र.क्र.३७/पदुम 2 (माफसू) 


परिशिष्ट - “अ 
महाराष्ट्र WI व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अंतर्गत मुंबई vada महाविद्यालय, मुंबई च्या गोरेगांव 
उपपरिसरातील महाविद्यालय इमारतीच्या बांधकामाच्या खर्चाचा बाबनिहाय तपशिल 


Name of the Department ; कबि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास ब मत्स्यव्यवसाय HTT. 
Name of Work : Construction of Veterinary College Buliding at Mumbai Veterinary College, Goregaon Campus, 
000... amar द 


Particulars of Scope 


TowlB.UA= 1880621,  — |  SubTotal(a)| 41,09,61,460 
TT as Seni Ee 
d) Furniture 15806.21x70%=11064| ]1_____11064ी1____ 5000 
1 र्‍ा"----"""""""्ण"""०_ ५७०९१०७७०० ____| 
७21 5%०७ |__ 2,0548,073 
Dre | Sa _..!...:. जान 
(lai As as aie TN MT TEE Sa RE TET 
Se याया... 
| MISCELLANEOUS ITEMS ae SSS eee 
() Compound Wall &Gate(Rm) 11 500 छळ 
(i)_Intemal Road ___[__s0000[ बळ 
iv)_Land Scaping & Gardening 5 eee eee | 
a 
ie Sub Total (A) = ॥॥42)*43481_____!___54.7$35.294 
OPTIONAL ITEMS 
1 eS | 
2 aa Se (ee! 
3 [External Toilet 7a Se ह. >या Oe 
"५ ८. तळ aS Se Se See 
5 cc. | i!) JT _10,00,000} 
6 ees Se ee किवा .।. . .. 
7 Re ee 
aaa Same REC RTE, eT, | बहहदायामामतहमाहान 
a a TE PT iia E ae) TT मा 
P| “"णणणणण ण" ntingenncies 4%० (a) | 7,64,38,458) 0 
| 6,75,64,235 
|; ————___ (tii) Price Escalation 10% on(P) | __—$.63,03,629]_ 
tiv) Labour Ingurance 0.5% on (P) | 2815176) __| 
| ________ fv PC 100] 0620] 
लाक CEE eee: ee 
TOTAL COST OF PROJECT (TP A+B+C+D | _71,46,02,222 
— eee, a ] 
PLINTH AREA RATES FOR 
(i) Bidg Proper Cost 5 Rs 26,000_/Sqm 
(७ Elect, Work = Rs 3.176 (Sqm 
(ii) Water Supply = Rs 1,300_/Sqm 
(iv) For (i) + (ii) + (ill) 7 Rs ________30,476 Sqm 
(४) Total Project Cost = TPC + Area (as per “a") ‘= Rs 45210 /- Sqm 


* No expenditure of Govt. involved 85 will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be paid by user 
departments to the entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on the installation. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


